





C) - CONTR..1O P..R. PERFORACIONES E INYECCIONES 


De acuerdo coa la cláusula octava del contrato del 
15 de Abril de 1937 debía suscribirse entre el Estado y el Con- 
sorcio ¿alemán un contrato para la ejecución de las perforacio- 
nes e inyecciones del subsuelo de fundación del dique, a obje- 
to dc compacterlo e impermeabilizarlo. 

El proyecto de contrato convenido, aprobado por la 
RIONE y cl Foder Ejecutivo, es el que se adjuntas 


Ese contrato, aún cuando tampoco ha sido firmado has- 
ta el momento, está en ejecución desde fines del año 1938. 
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PROYECTO DE CONTRATO PARA PERFORACIONES E INYECCIONES A FIN DE IMPER- 


(SA SILIZAR EL SUBSVELC 23 La REPRESA DEL RINCON DEL BONETZ.- 


Bn la ciudad video, capital de la República Oriental del 


E a te 
Uruguay, a los . ties cel mes de de mil novecientos trein- 
ta y nueve, ante mi, Escribano Autorizante y testigos, comparecen, por 
una parte, Don Otto Sehackert, quien lo hace en representación. de las 
siguientes Sociedades 


a) GEOPE - COMPACIA GENERAL DE OBRAS PUBLICAS S.A., 
b) ALLGEMEINE ELEXTRIZITAETS-GESELLSCHAFT A.G., 

c) SIEMENS BAUUNION G.m.b.H. KOMMANDITGESELLSCHAFT, 
4) SIEMENS SCHUCKERT-WERKE AKRIENGESELLSCHAFT, y 

e) J. M. VOITE, 
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en este contrato se denominarán "CONSORCIO", domiciliades en el oc- 
v piso del Palacio Salvo de esta ciudad, y, por otra parte los seño- 
de la "COMISION TECNICA 
NANCIERA DE LAS OBRAS HIDROELECTRICAS DEL RIO NEGRO", que en este 
rato se denominará “RIONE", con domicilio en la casa número 
de la calle de esta ciudad. Los comparecientes son 
z yores de edad y, para que lo consigne en éste mi Protocolo, dicen lo 
siguiente: 
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PRIM ERA - ANTECEDENTES : 


a) Que la cláusula octava del contrato celebrado entre la U.T.E. 
y el Consorcio Alemán para las Obras de Aprovechamiento Hidroeléctrico 
del Río Negro, autorizado el 15 de Abril de 1937 por el Escribano Don 
Julio Seigal, establece que los trabajos de perforaciones e inyeccio- 
des no formaban parte de ese contrato, pero que debian ser realizados 
vor el Consorcio de acuerdo con las condiciones que se determinarian 
en un nuevo contrato que ambas partes se comprometieron a realizar, 
considerando los efectos de dichos trabajos sobre el conjunto de la 
Obra, una vez que se hubiera fijado definitivamente el sistema de eje- 
cución a emplearse en los mismos; 

b) Que la U.T.E., por sus notas Nos.218, 225, 231 y 249, de 20 de 
Agosto, 3 y 16 de Setiembre y 3 de Octubre últimos, respectivamente, 
autorizó la adquisición de nueve equipos para perforaciones, cinco pa- 
ra inyecciones y determinada cantidad de tubos metálicos; aceptó los 
precios cotizados--en definitiva--por el Consorcio para la realización 
ie perforaciones en las rocas, reperforaciones e inyecciones asi como 
también aprobó en general los planos de perforaciones e inyecciones; 

Pe. Que de acuerdo con esas memorias y planos, y en virtud de la 
ción de los precios cotizados el Consorcio empezó la realización 
perforaciones e inyecciones necesarias para obtener la mayor ím- 
cilización posible del subsuelo; 

l Oye la ley de 28 de Setiembre de 1938 creó la "Comisión Técnica 
Ze las Obras Hidroeléctricas del Rio Negro”, asignándole 
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ometidos expresemente establecidos en el inciso a) del Art. 20., y 
los que se encuentra la facultad de celebrar este contrato, ya 
tomado a su cargo las obligaciones resultantes del mencionado 

to de 15 de Abril de 1937, 
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SACGUNDA - OBJETO: 


Hl Consorcio se compromete a realizar en el subsuelo de las obras 
ae pg para el Aprovechamiento Hidroeléctrico del Rio Negro--de 

con la Memoria Técnica Descriptiva que en fojas se firma 

mismo acto, asi como con los planos números 2221, 2248a. y 

que también se firman, declarándose a ambos como “formando parte 
ran te de este contrato--las perforaciones e inyecciones de cemento 
a forma y número allí establecidos. 

Las indicaciones de los planos en cuanto a número de inyecciones, 
aracion entre ellas y profundidad de las mismas no constituyen sino 
S generales que podrán ser variados de acuerdo con la naturaleza del 
OS en cada caso, y con la experiencia que váyase obteniendo en 
ejecución de las inyecciones, sin que ello pueda dar lugar a recla- 
iones de especie alguna por parte del Contratista, a condición de no 
larse el procedimiento de trabajo. 

Basándose en los estudios realizados hasta la fecha, y de acuerdo 
la configuración actual del subsuelo--y sin perjuicio de lo que pue- 
sillar como consecuencia de las nuevas perforaciones, asi como del 
eto de las inyecciones que se vayan realizando--los trabajos serán 
siguientes: 
a) Ejecución de una cortina de inyecciones debajo del muro de guar- 
aguas arriba del hee según plano No.2221. 
dD) Ejecución de una cortina de inyecciones entre la toma de agua 
Usina por un lado, y el vertedero por el otro, según plano No.2248a. 
c) Ejecución de inyecciones de unión entre las planchas de funda- 
n del dique y el subsuelo, según plano No,225la.- 
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TERCERA - DEL ALCANCE DE LAS OBRAS: 


La ejecución de las obras que toma a su cargo el Consorcio compren- 
siguientes partes: 
- Les perforaciones, que se practicarán con las profundidades que 
tallan a continuación: 
E En general las profundidades para las perforaciones correspon- 
s a la cortina de inyecciunes a que se refiere el inciso a) de la 
a anterior, serán, aproximadamente, las indicadas en el plano 


) Para la cortina referida en la letra b) de la cláusula que pre- 
cede, se llegará hasta la cota + 25 aproximadamente; y 

c) Para las perforaciones de unión a que se refiere la letra c) de 
la cláusula segunda, se harán--por lo menos--con una profundidad de dos 
metros por debajo de la línea teórica que unirá los puntos más profun- 
doz del sndentado de las planchas de los contrafuertes. 

[I - Ejecución de las inyecciones con una lechada de cemento en 
las perforaciones realizadas, y, 
- Hiecución de todas las obras auxiliares que resultaran nece- 
are la realización de los trabajes citados en los dos numerales 
3 Pr, OMO Ser: 
A je de todos los andamios necesarios, con excepción de aque- 
1.35 que S35 etilicen para las perforaciones e inyecciones a ejecutarse 





‘/eventualmente debajo del agua. Para estos casos se estableceran condi- 
ciones a convenirse entre ambas partes; 

b) Suministro y colocación de los tubos necesarios, así como el 
correspondiente relleno de los mismos con hormigón en estas partes de 
las construcciones, a través de las cuales pasarán las futuras perfora- 
ciones. 

Se entiende que la totalidad de las inyecciones del programa que 
sirve de base a este contrato (trabajos enumerados en la cláusula 11 
bajo los incisos a), b) y c), deberán hacerse en seco. La excepción es- 
tablecida en la cláusula III a) sólo regirá para el caso de que, una 
vez comenzado a llenar el embalse, se estime necesario hacer inyeccio- 
nes complementarias que deben ser ejecutadas bajo agua. 

La "RIONE" se reserva el derecho de hacer por sí, o contratar con 
terceros, las obras de impermeabilización que estime necesarias o con- 
venientes y que no estén comprendidas en los incisos a); b) y c) de la 
cláusula segunda de este contrato, una vez terminadas éstas, sin que 
ello dé lugar al "Consal" a indemnización o reclamación alguna. 





CUARTA - DEL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS Y MATERIALES: 


El Consorcio toma a su cargo el suministro de todos los materia- 
es, herramientas, útiles y máquinas necesarias para la ejecución de 
as ‘obras que se contratan por este instrumento. 

En cuanto a las máquinas se entiende que serán necesarias las si- 
guientes: 

a) Nueve máquinas perforadoras, marca Ingersoll-Rand, tipo COROC 
WD 2, completas, incluídos los accesorios y repuestos que se detallan 
en el anexo A, para perforaciones rotativas de un diámetro de perfora- 
ción de 2. 3/8"; 

b) Cinco máquinas completas para inyecciones, incluídos sus acce- 
sorios y repuestos que se detallan en el anexo B, de la firma myeNSKA 
Diamantbergborrnings A.B. 
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QUINTA - ADQUISICION DE LAS MAQUINARIAS POR LA "RIONE": 


La "RIONE" se reserva la facultad de adquirir, al terminarse la 
obra objeto de este contrato, la maquinaria con los repuestos indica- 
dos en los anexos Á y B a que se refiere la cláusula anterior. Si la 
"RIONE" hace uso de esa facultad, la compra deberá abarcar la totali- 
dad de las maquinarias indicadas en este contrato, Si en el momento 
de la entrega a la “RIONE", la cantidad de repuestos fuera inferior 
a la detallada en los anexos A y B, la "RIONE" sólo pagará el 10 %, en 
pesos uruguayos, del valor de las máquinas y de los repuestos efecti- 
vanente entregados. El valor comprende el precio real de costo, más el 
importe de flete, transporte, seguros, y todos aquellos costos y/o gas- 
tos que hayan sido ocasionados para hacer llegar las referidas máquinas 
y repuestos hasta los depósitos de la Obra. 

Dentro de esa obligación estará comprendida la totalidad de los 
repuestos que sobrepasen los detallados en los anexos A y B y que serán 
cotizados por su precio real de costo, más el importe de flete, trans- 
porte, seguros y todos aquellos costos y/o gastos que hayan sido ocasio- 
nados para hacer llegar los referidos repuestos hasta los depósitos de 
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=l Consorcio no podrá adquirir nuevos repuestos sin autorización 


=xDr=sa y escrita de la "RIONE". Las propuestas que a este efecto pre- 
senteré el consorcio deberán ek solucionadas por la "RIONE" de común 
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En el caso de cue le "RIONE" hiciera uso de la facultad que se 
reserva por esta cláusula, tendrá que pagar asimismo los derechos de 
aduana y demás gastos derivados del hecho de quedar en el país las ma- 
juinarias y/o repusstos que serán introducidos en admisión temporaria. 

En caso de que la "RIONE", en una fecha a convenirse, resolviera 
mo hacer uso de la fecultad de adquirir, el Consorcio tendrá el dere- 
cho de retirar la 7 lidad del plantel, indicado en la cláusula cuar- 
ta de este contrato, todo aquello que no sea necesario para la obra. 
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SEXTA - DEL PAGO: 


El pago de las obras a ejecutarse será realizad> por la "RIONE" 
de acuerdo con los precios que se establecen a continuación: 
a) Suministro de nueve méquinas completas de perforación marca "Inger- 
so11-Rand" COROC tipo MD.2 de 2.3/8", por un precio global de 
A 124990.:00 


+ £.ef, 11.908:14:-- 
b) Suministro de cinco conjuntos completos de má- 
quinas de inyección marca "Svenska Diamantberg- 
borrnings A.B.”, por un precio global de min.u. 7,150.00 


+ £.ef, 35,044: 4: 9 
2) Perforaciones en la roca de 2.3/8" de diáme- 
tro, hasta 25 metros de profundidad, cada me- 


tro MP 24.50 


pasto de Oe 
a) Perforaciones en la roca de 2,3/8" de diame- 
tro, de 25,01 a 30,00 metros de profundidad, 
cada metro MPN» Us 28.90 
z- A T NG aD 


Si por causas imprevistas algunas d3 las perforaciones tuvieran 
que ser abandonadas la profundidad ejecutadas para las mismas y las he- 
rramientas que, por esa circunstancia, quederan incrustadas en las per- 
foraciones y no pudieren ser extraídas, no serán abonadas, salvo que el 
Consorcio probara que el hecho se ha produzido por la naturaleza del 
subsuelo que se perfora. Si el Contratista produjera esa prueba se le 
abonará la perforación ejecutada tomando como base los precios del con- 
trato y las herramientas perdidas por su valor de costo debidamente jus- 
tificado.- 


2) Reperforaciones a rotación, con 2.3/8" de diámetro, de una perfora- 
ción rellenada con mezcla inyectada sobrante de las inyecciones, el 
metro, nou. 6,80 
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En caso que, de común acuerdo, se llegara a 
convenir el empleo del procedimiento de lavado de 
la perforación, en sustitución de las reperforacio- 
nes, se establecerá, también de común acuerdo, el 
precio respectivo, 


Í) Suministro y colocación de tubo de chapa metálica de 
meo m. 100 mm, de diámetro y de m.o m. 1 im. de es- 


pesor, cada me tro mon Ue 4,50 


£.ef. cp me 
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Zo 1938 en el lugar de empleo 


y pesado en seco, cade tonelada mn. u. 33,00 
Idem pere el ane 1939 mn Ue DA «BO 
Pare los los sudsiguisntes al 1939 el precio 
de la tonelede Ge Bemento sera el precio. que rija 
pera as obras cconmiretedes el 15 de Abril de 1937 
mas $ 13.00 urug. 
n) La cuadrilla necesaria para el montaje y desmontaje, 
eslocación, trensporte e inyecciones de un equipo 
de inyección, comprendiendo tambien los combusti- 
bles y corriente elésetrica, por cada hora menu. 7.00 
(Se deja estealecido que no se pagará, y que correrá por cuenta 
del Consorcio, el tiempo correspondiente a reparación, engrase y/o 
limpieza de las méaquines y, en general, el tiempo necesario para la 
+ . $ - u 
realización de cualguigr as de conservación). 
Para los efectos del cálculo del tiempo se computará el realmen- 


te empleado. 


SEPTIMA - DE LA FORMA DE PAGO: 
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Hl pago del pian 
"RIONE" una vez que 
mientes a la presen 

El pago del su 
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an estimado en el y 
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rigen para el presen 
piementarie, en las 
cláusulas 3a. sobre ' 
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jos de perforaciones 
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de maquinarias deberá ser efectuado por la 

en la Obra y dentro de los cuarenta días si- 
n de la respectiva factura. 

ro de materiales y de mano de obra se reali- 
os mensuales en cuotas determinadas que se 

e pagos llamado "Plan J", que forma parte in- 
lementario al contrato del 15 de Abril de 
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re a los pagos que la "RIONE" debe al Consorcio, 
contrato las cláusulas del aludido contrato su- 
les estos pagos están mencionados, es decir, las 
tereses" y 4a, sobre "Pasos y Reajuste"., Para la 
rte que corresponde en caida reajuste a los traba- 
inyecciones, servirán las liquidaciones mensua- 
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Las liquidaciones mensuales se realizarán de la siguiente manera: 

a) El Consorcio confeccionará diariamente planillas de las que resulta- 
rán el material y la mano de obra empleados, 

t) Estas planillas deberán ser entregadas en triplicado al señor Inge- 
niero Jefe de la Sección Rincón del Bonete de la "RIONE", en la 
obra, quien devolverá al Consorcio, dentro de tres días, un ejemplar 
con su aprobación o con las observaciones que le merezcan. Una v2z 
aprobadas las planillas por el Ingeniero Jefe de la Sección Rincón 
del Bonete de la "RIONE", éste remitirá otro ejemplar a la "RIONE"; 
el tercero quedará en poder del Ingeniero Jefe de la Sección Rincón 
del Bonete. 

c) Dentro de los diez primeros días de cada mes, el Consorcio, sobre la 
base de las liquidaciones diarias, formulará. y remitirá a la "RIONE" 
la factura mensual, 
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oajos para las perforaciones e inyecciones, asi como el su- 
maquinarias y la ejecución đe las obras preliminares y au- 
acionadas con las obras objeto del presente contrato, fus- 


Ij pda ct 
D D t3 


in i 


ip t 


// 





uincena del mes de Setiembre de 1°38. 

uedar completamente terminados conjunta- 
as el 15 de Abril de 19387 y antes de co- 
ste comienzo fuera anterior a la termina- 
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NOVENA - DE LOS JORNALES A PAGARSE: 
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pagar para la ejecución de estas obras los 
tablecen en las bases de licitación para la 
Hidroeléctricas del Río Negro, 

& que resulte de modificaciones legales de 

BOP correrá a favor o en contra de la "RIONE", 

ción o de aumento. 

onsorcio considera necesario abonar a algunos 
ior al establecido, podrá hacerlo, no causando 
en los precios estatlecidos en este contrato; 
aleance a un veinticinco por ciento del jornal 
previamente, la autorización de la "RIONE", 

o, la "RIONE" deberá reembolsar al Consorcio el 
aumento de jornales calculado sobre el importe 

inco por ciento aludido, 

complementarias se efectuarán de la misma mane- 
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ra que las que se setuan en las obras contratadas el 15 de Abril de 
1937, según el contrato adicional que se firma por separado. 

Los pagos adicionales a los ¿jornales mínimos ¿por cons epbo de Moras 
extra, trabajos nocturnos y en días festivos, serán por cuenta exclusi- 
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como también el excedente del jomal minimo que 
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apataces, ete., que el Consorcio haya traido del 
a su capacidad especial. 
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Las Bears no 148 sn las cargas de previsión social (Seguros obre 
ros, aporte jubilatorio, etc.) entre aquellas que existían en la fo cha 
de aceptación de los precios y las actuales y/o las que podrán regir 
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el futuro serán a cargo o a beneficio de la “RIONE", aumen tandose _ 
n2 cada caso la licuidación correspondiente a la diferencia con el 1% 
equivalente al descuento legal. 
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DECIMA - DE LOS GASTOS EXTRAORDINARIOS: 


Seran de cargo exclusivo de la "RIONE": 
a) El pago de los derechos de aduana por los materiales y maquinarias 
empleados en la obra, en cualquier momento en que fueran cobrados 
o se pretendiere su cobro; 

9) Todos los impuestos, tasas y demás gastos que se hayan creado o se 
creen por leyes o decretos dictados con posterioridad al 23 de Di- 
ciembre de 1936; y j 

c) Todo aumento de las tarifas del Ferrocarril hasta la Obra en Rincón 
del Bonete, que se establezca sobre lcs precios determinados en el 
libro de Tarifas Especiales que rigen desde el 4 de Julio de 1936 
(Edición 1936). Para el caso de una rebaja de las tarifas, estas re- 
bajas serán a favor de la Comisión. 


UNDECIMA - DE LA MANERA DE RESOLVER LAS DIVERGENCIAS: 


Las dudas, divergencias o conflictos que se suscitaren entre la 


RIONE y el Consorcio--que no puedan ser resueltas amistosamen te ,~--se- 
an sometidos a los Tribunales del pais, de acuerdo con las leyes na- 
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// No obstante, las partes, de comun acuerdo, podran someter esas 
dudas, divergencias y/o conflictos a la resolución de un Tribunal Ar- 
vitral, 

El arbitraje--sin embargo--será forzoso en el caso de que las du- 
das, divergencias o conflictos se refieran a cuestiones fundamentales 
de orden técnico, en cuanto ellas se refieran a la necesidad y/o con- 
veniencia de realizar o nó determinado trabajo, o al alcance, forma, 

a la manera, y/o sistema de acuerdo con las que debe ser realizado, 

asi como también a la aceptación o no aceptación de la prueba mencio- 
nada en la cláusula sexta, inciso d), teniendo en cuenta que el objeto 
fundamental de los trabajos consiste en obtener la mayor impermeabili- 
zación técnicamente suficiente.- 

El Tribunal Arbitral, en el caso del inciso anterior, estará com- 
puesto exclusivamente por ingenieros nombrados un^ por cada parte Y 
el tercero--para el caso único de discordia--será nombrado de común 
acuerdo por los dos árbitros designados por las parses. 

Resuelto el sometimiento a Arbitros, éstos deberán ser designados 
por las partes dentro del tercer día y el Tribunal deberá constituirse 
también dentro del tercer día, contando desde el siguiente al de la úl- 
tima aceptación del cargo. 

Las partes tendrán un plazo común e improrrogable de cinco días 
para presentar al Tribunal sus puntos de vista, y el Tribunal deberá 
citar para laudar dentro de los tres días de vencido ese plazo. 

El laudo deberá ser dictad”» dentro de diez días contados desde el 
siguiente al de la citación para laudar. 

En el caso del Tribunal designado a los efectos del inciso segun- 
do de esta cláusula, será designado y actuará en la forma y condiciones 
establecidas en el Título VII, parte I, del Código de Procedimiento Ci- 
viL 

Si las partes no pudieran ponerse de acuerdo acerca de si una du- 
da, divergencia o conflicto debe o nó ser resuelto por Arbitros, se re- 
solverá el punto relativo a compétencia de un Tribunal Arbitral. especial 
que deberá constitnirse y fallar de acuerdo con lo que se establece pa- 
ra las cuestiones de orden técnico. 


DECIMASEGUNDA: 


Las partes convienen en declarar que corresponderá --inevitable- 
mente--el Arbitraje Técnico cuando, para los casos previstos en la 
cláusula anterior, no puedan ponerse de acuerdo, dentro de un plazo de 
quince días, como máximo, para la ejecución, o no ejecución, de cual- 
quier trabajo, o su forma y/o sistema de realizarlo. 
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